Programa de Energización 


z Gobierno Regional de Arica 
na ARICA Y PARINACOTA “CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SING COMUNA acota y 


DE CAMARONES” 


ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PROYECTO: 


Anexo 1. 


emetari 


GRUPO CGE 


Árica, 03 de Febrero de 2016 
VE N 002/2016 


Señora 
Gladys Acuña Rosales 
intendenta Región de Arica y Parinacota 


Gobierno Regional 
Avda. General Velásquez N 1775 
Arica 


Ref.: Actualización de Presupuesto Proyecto de Electrificación. Comuna de Camarones 


De nuestra consideración: 


En respuesta a lo solicitado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, relacionado con 
la solicitud de presupuesto para la ejecución del proyectó de electrificación rural en diversos 
sectores de la Comuna de Camaranes, tenemos el agrada de comunicar a Usted, presupuesto 
actualizado por electrificación rural del citado proyecto. 


El valor de este presupuesto asciende a $3.493.813.454 (tres mil cuatrocientos noventa y 
tres millones ochocientos trece mil cuatrocientos cihcuenta y cuatro pesos), el que 
contempla una linea eléctrica en media tensión de aproximadamente 130 kilómetros, 8 
kilómetros de red de baja tensión y 6 subestaciones de distribución, todas emplazadas por 
bienes nacionales de uso público y fuera de nuestra zdna de concesión. Este presupuesto 
contempla el costo de construcción de los empalmes. 


Hacemos presente que este presupuesto no considera la construcción del alumbrado público 
municipal ni la instalación interior de las viviendas. 


CONSIDERACIONES 


Las obras eléctricas se proyectan emplazadas en bienés nacionales de uso público, esto 
permitirá a EMELARI 5.A., realizar la operación y manterlimiento de las redes y transitar por 
el sector cuando sea necesario. 


Para el emplazamiento de las instalaciones electricas en lel camino público, es necesario que 
la Municipalidad certifique que los caminos donde $e emplazarán estas instalaciones 
corresponden a Bienes Nacionales de Uso Público, pata lo cual, EMELARI, entregará los 
planos respectivos donde se señala el emplazamiento de la red eléctrica de distribución. 


Asimismo, las gestiones con Vialidad para el uso de la fajá fiscal para el emplazamiento de la 
red de distribución de media tensión deberán ser realizadas por el Gobierno Regional. 
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GRUPO CGE 


Hacemos presente a Usted, que las obras eléctricas proyectadas se encuentren fuera de ta 
zona de concesión de la Empresa Distribuidora, ta solicitud de concesión o de ampliación de 

zona de concesión, según sea el caso, será tramitadá una vez firmado el contrato de 
electrificación rural con el Gobierno Regional, para que tha vez otorgada. puedan ejecutarse 
la obras comprendidas en esa electrificación. 


Para la conexión de los empalmes domiciliarios, se deberá presentar la declaración de 
instalación eléctrica interior TE1 y el contrato de suminigtro de energia eléctrica respectivo, 
segun lo establecido en la Norma NCh, Elec. 2/84 y 4/2003. 


sto estimado está basado en los 
lez es de 90 dias a contar de esta 


Finalmente, nos permitimos indicarle que este presu 
precios actuales de materiales y mana de obra y su val 
fecha. 


el Sr, Marcos Sanhueza C. al email 
en nuestras oficinas comerciales, 


Ante cualquier consulta, agradeceremos comunicarse co 
marcos.sanhuezaGemelari.cl, fono 058-2381235, o bien 
ubicadas en calle Baquedano 731. en la ciudad de Arica. 
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 


EMPRESA ELÉCTRICA DE ARICA S.A. 


e 
P R 


Andres Sepulveda Atcaino 
Gerente Zonal 
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Anexo 2. Presupuestos 


Anexo 2.1. Presupuesto detallado Emelari. (Extensión de red 


Costos Generales 


c 
8.205.106 
10.256.382 
10.830.739 
2.469.129 


Desmovilización (Inst. de Faena 3.152.888 
i 16.410.211 


Visita Adicional Arqueologo e 1.332.075 


Tramitación zona de concesión 7.597.320 


SEC (TE1 1.519.464 
Elaboración de Proyecto 9.876.516 


Subtotal 156.380.300 
Permiso por Uso de fajas Vial/ Estudio de cruces y paralelismo Ruta 5 (Ruta Nacional 26.652.832 
Permiso por Uso de fajas Vial/ Paralelismo Ruta A-35 8.884.277 
Permiso por Uso de fajas Vial! Paralelismo Ruta A-345 8.884.277 
Subtotal 44.421.386 
Total 200.801.686 
(stos Tenemles , 


MEDIA TENSIÓN 
Cantidad Material Total M.O.Total TOTAL 


Media Tensión A Jo oo Too o ë Oe 
| Desconectadores Fusibles | 7 |s 2615218 |s č -l|s 261523 | 
| Estr. S/E 2 postes [| 3 J|ṣ 1.153.801 |s  — -|s 1.153.801 
|-CALZAAAC3Ó | 118510 |$ 144.934.919 $ 691.755.056 
lCCu16mm2 33 | 733 |$ 2455.294 |$ 2022006 |$ 4477338 | 
|-CCu 33,6 mm2 33 | 428 |5 3.068.765 | $ 1.771.968 | $ 4.840.734 
| -EM3F MTTMCMEDACT | 1 |s 27.830 |$ 325.080 | $ 352.910 
[IMONT REC sincuch | 3 |$  23et4 |$ 79% |$ 245604 | 
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ANÁ 
ga ARICA Y PARINACOTA 


I-MONT TRAF 1PC 


Flete Equipos 


l-BTPre P B 


l-BTPre RD B 
l-BTPre RL B 


“CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SING COMUNA 


Cantidad Material Total 


leo Js  amemls 1.068.836 
l-BTPre R B laa ü O $ 248.150 | $ 1.087.602 


[s  1osass|s 540.407 | $ 675.762 


LISIS DE ALTERNATIVAS PROYECTO: 
DE CAMARONES” 


38.441 


$ 
$ 1.295.003 


1.309.481 
55.873.778 


$ 35.618.830 
CIN 1.079.170 
359.723 


$ 
$ 22.304.555 


$ 4.140.726 
$ 2.987.998 
$ 9.106.130 
$ 

$ 3.625.331 


970.159.107 $ 1.387.605.021 
$ 


O O 
ls 65991870 |$ č č -| 
PA PI 
A 

$ ET E A 
$ 49.671.620 |$ č  - | 
4.819.548 |S o 

279.430 |$ -| 
COS 
a 

[$ 627.979.581 | 


128.056.027 


$ 627.979.581 


1.098.215.134 


Programa de Energización 
Gobierno Regional de Arica y 


M.O.Total 


JoorTa Es. 
Ardo e 


de 
Por Mes 


Programa de Energización 
Gobierno Regional de Arica y 
Parinacota 


ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PROYECTO: 
Na ARICA Y PARINACOTA | “CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN SING COMUNA 


DE CAMARONES” 


al $ 52.639.342 | $ 52.639.342 
SEC (Presentación TE1 E $ 1.915.672 1.915.672 


Multiflex 2 AWG 


TOTAL PROYECTO 


$ j 
s -ls 746.041 
EA $ 55.301.055 | $ 55.301.055 


$ 43.619.551 | $ 126.156.810 | $ 169.776.361 


l-Cavanna 39 7 $ 1.440.640 | $ 1.247.710 | $ 2.688.350 
[-CPre 3x50/50 | aes ls 8823.924 | $ 9.148.726 | $ 17.972.650 
LcPresxesiso Ys |s ro | 763.711 | $ 1.905.916 
lirceom | 6 ls 2.261.285 | $ 1.541.385 
LPmaderatom_ | m |s 14105403 |s 36.014.429 
perrea | a |s sonals 976.732 | $ 1.559.746 
[rers O o o ë d a |s mls 10.333.384 
A... y | A 
LsubTotar Icaro |$ 70855,755 
mat Adicionales] ooo do o pos y o 
lerrrere [| æ ls srmseels -|s suas] 
[erreren | za |s  sresels -|s smæ]| 
Cajas Tyco | n |s  sæsa3ļls -|s 5203303] 
Cinta aislante o ë | n Js  zæmols = -ls _ 2%m0 
[Pemossæxsa o ăěë | na |s — sols č ç -|s g10s8l 
Traneer. | a |s  1z2els -|s 1265218 | 
| Toma tierra tipo canastilo | 33 |s — msz|ls ls msn) 
¡IO TA AO A SAR 
| SubTot | o $ 8.012.366 2 $ 8.012.366 
Servicios Adicionales | | 
(PS E 
excavación, escombro. 
le O| 

Ll 26 | 

SA 

Ooo 

AAA 
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